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Regione  Lazio 

DIREZIONE  RISORSE  IDRICHE  E DIEESA  DEL  SUOLO 

Atti  dirigenziali  di  Gestione 

Determinazione  7 novembre  2016,  n.  G13081 

Art.  36  d.lgs.  50/2016  - Affidamento  dell'incarico  di  progettazione  esecutiva  per  gli  interventi  di 
manutenzione  straordinaria  e verifica  statica  e sismica  dei  ponti  alle  progressive  km  15+500  (Ponte  Rosa)  e 
alla  progressiva  km  0+150,  e affidamento  deU'incarico  di  redazione  della  Relazione  geologica  ed  indagini 
geotecniche  e sismiche  per  l'intervento  di  manutenzione  straordinaria  e verifica  statica  e sismica  del  ponte  alla 
progressiva  km  15+500  (Ponte  Rosa) . SP.  20  Saletta  - Comune  di  Amatrice. 
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Oggetto:  Art.  36  d.Igs.  50/2016  — Affidamento  dell’Incarico  di  progettazione  esecutiva  per  gli  interventi  di 
manutenzione  straordinaria  e verifica  statica  e sismica  dei  ponti  alle  progressive  km  15+500  (Ponte  Rosa)  e 
alla  progressiva  km  0+150,  e affidamento  dell’incarico  di  redazione  della  Relazione  geologica  ed  indagini 
geotecniche  e sismiche  per  I’  intervento  di  manutenzione  straordinaria  e verifica  statica  e sismica  del  ponte 
alla  progressiva  km  15+500  (Ponte  Rosa)  . S.P.  20  Saletta  - Comune  di  Amatrice. 

IL  DIRETTORE  DELLA  DIREZIONE  REGIONALE 
RISORSE  IDRICHE  E DIFESA  DEL  SUOLO 


VISTA  la  legge  regionale  18  febbraio  2002,  n.  6 “Disciplina  del  sistema  organizzativo  della  Giunta  e del  Consiglio 
e disposizioni  relative  alla  dirigenza  ed  al  personale  regionale”  e successive  modificazioni; 

VISTO  il  regolamento  regionale  6 settembre  2002,  n.  I “Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e dei  sevizi 
della  Giunta  Regionale”  e successive  modificazioni; 

VISTO  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili  e degli  schemi  di  bilancio  della  Regione,  degli  enti  locali  e dei  loro  organismi,  a norma  degli  articoli  I e 2 
della  legge  5 maggio  2009,  n.  42”  e relativi  principi  applicativi  ed  in  particolare  l’articolo  10  comma  3 lettere 
a)  e b),  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2014,  n.  126; 

VISTO  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico 
e gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”; 

VISTA  la  legge  regionale  31  dicembre  2015,  n.  17  “Legge  di  stabilità  regionale  2016”; 

VISTA  la  legge  regionale  31  dicembre  2015,  n.  18  “Bilancio  di  previsione  finanziario  della  Regione  Lazio 
2016-2018”; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  2 febbraio  2016,  n.  29  “Applicazione  delle  disposizioni  di  cui 
all’articolo  10,  comma  2,  e dell’articolo  39,  comma  4,  del  decreto  legislativo  23  giugno  201 1,  n.  1 18  e successive 
modifiche,  e ulteriori  disposizioni  per  la  gestione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  della  Regione  Lazio  2016- 
2018”; 

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  23  febbraio  2016  n.  55  “Bilancio  di  previsione  finanziario  della 
Regione  Lazio  2016-2018.  Assegnazione  dei  capitoli  di  spesa  alle  strutture  regionali  competenti,  ai  sensi 
deN'articolo  I,  comma  6,  lettera  c),  della  legge  regionale  31  dicembre  2015,  n.  18”; 

VISTA  la  nota  del  Segretario  Generale  3 marzo  2016,  n.  I 17455  “Circolare  relativa  alla  gestione  del  bilancio 
2016-2018”; 

VISTA  la  nota  del  Segretario  Generale  12  maggio  2016,  n.  249153  “Integrazione  alla  circolare  relativa  alla 
gestione  del  bilancio  2016-2018”; 

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  17  novembre  2015,  n.  640  con  la  quale  è stato  conferito 
l’incarico  di  Direttore  della  Direzione  Regionale  Risorse  idriche  e Difesa  del  suolo  all’lng.  Mauro  Lasagna; 

VISTO  l’art.  3 della  legge  13  agosto  2010,  n.l36  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari; 

VISTO  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  di  “Attuazione  delle  direttive  20 1 4123/UE,  2014/24/UE  e 
201 4/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  procedure  d'appalto  degli 
enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della 
disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture”; 

VISTI: 

• Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  agosto  2016  “Dichiarazione  dell'eccezionale 
rischio  di  compromissione  degli  interessi  primari  a causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il 
territorio  delle  province  di  Rieti,  Ascoli  Piceno,  Perugia  e L'Aquila  il  giorno  24  agosto  2016,  ai  sensi 
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dell'articolo  3,  comma  I,  del  decreto -legge  4 novembre  2002,  n.  245,  convertito,  con  modificazioni,  dalla 
legge  27  dicembre  2002,  n.  286”; 

• la  deliberazione  del  Consiglio  Dei  Ministri  del  25  agosto  2016  “Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza 
in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  sismici  che  il  giorno  24  agosto  2016  hanno  colpito  il  territorio  delle 
regioni  Abruzzo,  Lazio,  A^arche  e Umbria”; 

• l’ordinanza  n.  388  del  26  agosto  2016  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  “Primi 
interventi  urgenti  di  protezione  civile  conseguenti  all’eccezionale  evento  sismico  che  ha  colpito  il  territorio 
della  Regione  Lazio,  Marche,  Umbria  e Abruzzo  il  24  agosto  2016”; 

• le  ordinanze  n.  389  del  28/08/2016  e n.  391  del  I settembre  2016  del  Capo  del  Dipartimento  della 
Protezione  Civile  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  conseguenti  all'eccezionale  evento  sismico 
che  ha  colpito  il  territorio  delle  Regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e Abruzzo  il  24  agosto  2016”; 

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Lazio  del  25  agosto  2016,  n.  T00I78,  recante  “Dichiarazione 
dello  “stato  di  calamità  naturale”  ai  sensi  della  ir.  26  febbraio  2014  n.  2,  art.  15  comma  I,  per  il  territorio  dei 
Comuni  di  Accumoli  e Amatrice  a seguito  dell'evento  sismico  verificatosi  nel  giorno  24  agosto  2016”; 

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  Lazio  del  I settembre  2016,  n.  T00I79  recante  “Nomina  del 
Direttore  della  Direzione  Regionale  Infrastrutture  e Politiche  Abitative,  Wanda  D'Èrcole,  quale  soggetto  delegato  per 
la  gestione  e l'utilizzo  dei  fondi  in  contabilità  speciale  previsti  dall'Ordinanza  del  Capo  della  Protezione  Civile  n.  388 
del  26  agosto  2016,  destinati  per  quanto  di  competenza  alla  Regione  Lazio”; 

VISTA  la  Circolare  n.  2 del  6 ottobre  2016  del  Soggetto  Attuatore  Delegato  ex  O.C.D.P.C.  n.  388/2016, 
Ing.  Wanda  D’Èrcole; 

TENUTO  CONTO  che  nella  notte  tra  il  23  e il  24  agosto  2016,  nel  territorio  dei  Comuni  di  Accumoli  e 
Amatrice,  si  sono  verificati  eventi  eccezionali  di  natura  sismica  che  hanno  provocato  vittime  tra  la 
popolazione  e causato  ingenti  danni,  determinando  condizioni  di  pericolo  per  la  pubblica  e privata 
incolumità; 

RILEVATA  pertanto  la  necessità  di  far  fronte  alla  situazione  determinatasi  attraverso  l’adozione  di 
provvedimenti  urgenti  finalizzati,  in  particolare,  ad  interventi  sulla  S.P.  20  Saletta  di  manutenzione 
straordinaria  e verifica  statica  e sismica  dei  ponti  alle  progressive  km  15+500  (Ponte  Rosa)  e alla 
progressiva  km  0+ 1 50; 

VISTO  il  Decreto  del  28  aprile  2014  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  relativa  all’ 
assegnazione  dei  fondi  di  cui  aN’articolo  2,  comma  I,  lettera  d)  dell’OPCM  4007/2012  concernente  “Altri 
interventi  urgenti  e indifferibili  per  la  mitigazione  del  rischio  sismico”,  che  assegna  alla  Regione  Lazio  € 
61  1.302,50  di  cui  € I 18.350,00  per  il  ponte  alla  progressiva  km  15+500  (Ponte  Rosa)  ed  € 59.400,00  per  il 
ponte  alla  progressiva  km  0+150,  entrambi  in  località  Rettosi,  comune  di  Amatrice; 

VISTA  la  nota  prot.  n.  16507  del  2 maggio  2016  della  Provincia  di  Rieti  che  conferma  l’impegno  al 
cofinanziamento  alle  suddette  opere,  a valere  sui  fondi  del  Bilancio  di  Previsione  anno  2017; 

ATTESO  CHE  nella  riunione  svoltati  in  data  14  settembre  2016,  come  da  verbale,  il  Direttore  della 
Direzione  regionale  Risorse  idriche  e Difesa  del  suolo  ha  manifestato  la  disponibilità  della  Regione  Lazio  a 
farsi  carico  dell’integrazione  dei  fondi  necessari  all’attuazione  dell’intervento,  anche  di  intesa  con  il  Soggetto 
Attuatore  ex  O.C.D.P.C.  n.  388/2016; 

VISTA  la  nota  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  - Di.Coma.C  prot.  0468556  del  20  settembre  2016 
con  cui  viene  trasmesso  il  resoconto  del  verbale  della  riunione  svoltasi  in  data  14  settembre  2016  presso  la 
Questura  di  Rieti,  concernente  le  criticità  del  sistema  viario  ambientale  in  seguito  al  sisma  del  24  agosto 
2016,  e con  la  quale  si  chiede  alle  Amministrazioni  coinvolte,  ognuna  per  la  parte  di  competenza, 
l’attuazione  di  quanto  rappresentato  nella  riunione  di  cui  sopra; 
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TENUTO  CONTO  che  la  situazione  determinatasi  a seguito  del  sisma  ha  seriamente  e ulteriormente 
compromesso  le  strutture  dei  ponti  in  questione  rendendo  necessario  un  immediato  intervento  di 
manutenzione  straordinaria  delle  opere,  in  termini  statici  e sismici; 

PRESO  ATTO  CHE,  in  considerazione  dell’indisponibilità  del  personale  interno  agli  uffici  avente  idonea 
professionalità  tecnica  ai  fini  dell’espletamento  dell’incarico  in  argomento,  anche  in  relazione  agli  ordinari 
compiti  di  ufficio,  si  è rende  necessario  procedere  all’affidamento  di  tale  incarico  a soggetti  esterni; 

RITENUTO  OPPORTUNO,  tenuto  conto  della  situazione  di  urgenza  determinatasi  nonché  della 
particolarità  degli  interventi  necessari  e dei  relativi  tempi  di  svolgimento,  ricorrere  all’affidamento  di  tale 
incarico  a soggetto  esterno  all’Amministrazione; 

VISTA  la  nota  del  Direttore  della  Direzione  regionale  Risorse  idriche  e Difesa  del  suolo  prot.  n.  46551  I del 
16  settembre  2016  con  la  quale,  sulla  base  della  attività  professionale  già  espletata  in  sede  di  collaudo  del 
limitrofo  ponte  Baile/  ed  in  relazione  alle  attività  emergenziali  post  sisma  compiute  sotto  il  coordinamento 
della  DICOMAC  di  Rieti,  è stata  richiesta  allo  Studio  di  Ingegneria  Bruno  Enrico  Mancini  e Massimiliano 
Mancini,  la  disponibilità  ad  una  immediata  accettazione  deN’incarico  di  progettazione  esecutiva  degli 
interventi  necessari  per  la  manutenzione  straordinaria  delle  suddette  opere  stradali; 

VISTA  la  PEC  con  cui  viene  manifestata  la  disponibilità  immediata  relativamente  aN’incarico  di  progettazione 
esecutiva  dei  suddetti  interventi,  acquisita  con  prot.  n.  468564  del  20  settembre  2016; 

VISTA  altresì  la  nota  del  Direttore  della  Direzione  regionale  Risorse  idriche  e Difesa  del  suolo  prot.  n. 
495722  del  4 ottobre  2016  con  la  quale  è stata  richiesta  alla  G.EDI.S  S.r.l.  tenuto  conto  delle  attività 
emergenziali  post  sisma  espletate  sotto  il  coordinamento  della  DICOMAC  di  Rieti,  la  disponibilità  ad  una 
immediata  accettazione  deN’incarico  per  la  redazione  della  Relazione  geologica  ed  indagini  geotecniche  e 
sismiche  in  relazione  all’intervento  sulla  S.P.  20  Saletta  di  manutenzione  straordinaria  e verifica  statica  e 
sismica  del  ponte  alla  progressiva  km  15+500  (Ponte  Rosa); 

VISTA  la  nota  della  G.EDI.S  S.r.l.  con  cui  viene  manifestata  la  disponibilità  immediata  relativamente  al 
suddetto  incarico,  acquisita  con  prot.  n.  497435  del  5 ottobre  2016; 

RITENUTO  necessario,  ai  sensi  deN’art.  31  del  d.Igs.  50/2016,  di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento,  l’Ing.  Michelangelo  Papa,  in  servizio  presso  la  Direzione  Risorse  Idriche  e Difesa  del  Suolo; 

DATO  ATTO  che  l’art.  36  comma  2 lett.  a)  del  d.Lgs  50/2016  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedono 
aN’affidamento  di  lavori,  servizi  e forniture  per  importi  inferiori  a € 40.000,00,  mediante  affidamento 
diretto,  adeguatamente  motivato; 


DETERMINA 


Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  integralmente  richiamate  e riportate: 

1.  di  procedere,  ai  sensi  deN’art.  36  comma  2,  lett.  a)  del  d.Igs  50/2016,  all’affidamento  deN’incarico  di 
progettazione  esecutiva  degli  interventi  sulla  S.P.  20  Saletta  di  manutenzione  straordinaria  e verifica 
statica  e sismica  dei  ponti  alle  progressive  km  15+500  (Ponte  Rosa)  e alla  progressiva  km  0+150, 
allo  Studio  di  Ingegneria  Bruno  Enrico  Mancini  e Massimiliano  Mancini; 

2.  di  procedere,  ai  sensi  deN’art.  36  comma  2,  lett.  a)  del  d.Igs  50/2016,  all’affidamento  deN’incarico  di 
redazione  della  Relazione  geologica  ed  indagini  geotecniche  e sismiche  per  la  progettazione 
esecutiva  dell’intervento,  sulla  S.P.  20  Saletta,  di  manutenzione  straordinaria  e verifica  statica  e 
sismica  del  ponte  alla  progressiva  km  15+500  (Ponte  Rosa)  alla  G.EDI.S  S.r.l. 

3.  di  nominare  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  deN’art.  31  del  d.Igs.  50/2016, 
ring.  Michelangelo  Papa,  in  servizio  presso  la  Direzione  Risorse  Idriche  e Difesa  del  Suolo; 
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4.  di  approvare  gli  schemi  dei  disciplinari  di  incarico  allegati; 

5.  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Soggetto  Attuatone  Delegato  ex  O.C.D.P.C.  n. 
388/2016  per  l’adozione  dei  successivi  atti  di  competenza,  in  merito  alla  eleggibilità  delle  spese 
tecniche,  dei  lavori  e delle  opere  in  oggetto  tra  le  spese  afferenti  il  sisma. 


Avverso  il  presente  atto  è ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  entro  sessanta  giorni  o,  in  alternativa, 
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione  sul 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lazio. 


Il  Direttore 
Ing.  Mauro  Lasagna 
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- REGIONE  LAZIO  - 

DIREZIONE  REGIONALE  RISORSE  IDRICHE  E DIEESA  DEL  SUOLO 

Con  sede  in  Roma 
C.E.  80I4349058I 

SCHEMA  DISCIPLINARE  DI  INCARICO 


Oggetto:  Inearieo  professionale  per  l’affidamento  dell’inoarieo  di  redazione  della  relazione 

geologiea  ed  indagini  geoteeniehe  e sismiehe.  Lavori  di  

(CIG ) 

PREMESSO  CHE  eon  determinazione  n del  è stato  approvato  il  progetto  eseeutivo  n 

del  relativo  ai  lavori  di  e disposto  l’impegno  per  la 

somma  eomplessiva  di  € sul  eap itolo del  bilaneio  della  Regione  Lazio  per  l’anno 


CHE  allo  seopo  di  proeedere  alla  eseeuzione  dei  lavori  in  oggetto  si  è evidenziata  la  neeessità  di 
nominare  un  teenieo  cui  affidare  l’ incarico  di 

CHE  si  è ritenuto  opportuno  affidare  l’incarico  a soggetto  esterno  all’Amministrazione  di  tali 
servizi  di  supporto  tecnico-amministrativo  alla  esecuzione  stessa,  tenuto  conto  della  situazione  di 
urgenza  determinatasi,  nonché  della  particolarità  degli  interventi  necessari  e dei  relativi  tempi  di 
svolgimento. 

ACCERTATA  Tentità  del  compenso  inferiore  a € 40.000,00  come  previsto  dalTart.  36  comma  2 
lett.  a)  del  d.Lgs  50/2016  che  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’ affidamento  di 
lavori,  servizi  e forniture  per  importi  inferiori  a € 40.000,00,  mediante  affidamento  diretto, 
adeguatamente  motivato. 

VISTA  la  lettera  di  incarico  prot.  n del  con  la  quale  viene  proposto  all’ Ing. ./società 

Tincarico  di 


VISTA  la  nota  prot.  n. 
Tincarico  di 


del 


con  cui  il  professionista  manifesta  di  accettare 
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VISTA  la  determinazione  n del ehe  approva  Taffidamento  delTinearieo 

allTng../sooietà e lo  sehema  di  diseiplinare  d’inearieo; 

TUTTO  CIO’  PREMESSO 

Il  sottoseritto  Ing.  Mauro  Easagna  in  qualità  di  Direttore  della  Direzione  regionale  Risorse  Idriehe  e 

Difesa  del  Suolo,  affida  l’inoarieo  professionale  di  alTIng.Vsoeietà 

, nato  a il  (Cod.Eise.  ) 

isoritto  al  Collegio  dei  oon  n...,  oon  studio  in  Via 

e si  ooncorda  e oonviene  oon  lo  stesso  quanto  segue: 

Articolo  1 

Oggetto  deU’incarìco 

Ea  Direzione  regionale  Risorse  Idriehe  e Difesa  del  Suolo  affida  al  Professionista/Sooietà,  ohe 

aooetta,  l’inoarioo  di , oome  di 

seguito  desoritto. 

Il  Professionista  dovrà  eseguire 

Articolo  2 

Tempi  relativi  alla  consulenza 

Il  Professionista/Società  dovrà  eseguire  le  attività  di  cui  all’art.  1 nel  termine  di  n....  giorni  naturali  e 
consecutivi,  decorrenti  dalla  data  di  comunicazione  dell’inizio  attività  da  parte  del  Direttore 
dell’esecuzione  del  contratto  / Direttore  dei  lavori,  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui  agli  artt. 
302  e 303  del  D.P.R.  05/10/2011  n.207. 

Articolo  3 
Penali 

Qualora  II  Professionista/Società  non  esegua  tempestivamente  il  servizio  affidato  in  conformità  a 
quanto  previsto  dalla  Legge  e in  relazione  ai  tempi  e con  le  modalità  contenute  negli  atti  progettuali 
e di  gara,  per  ogni  giorno  di  ritardo  sarà  applicata  una  penalità  dell’  0,5%o  (zero  virgola  cinque  per 
mille),  sull’importo  netto  di  aggiudicazione,  fino  alla  concorrenza  massima  del  10%  (dieci  per 
cento)  dell’importo  del  contratto. 

Saranno  comunque  a carico  del  Professionista/Società  i maggiori  oneri  derivanti  alla  Direzione 
procurati  dal  ritardo  sopra  citato. 

Articolo  4 

Sospensione  della  consulenza 

La  Direzione  regionale  Risorse  Idriche  e Difesa  del  Suolo  in  qualunque  momento  della  durata  della 
consulenza  può  interrompere  la  prestazione  professionale  senza  che  per  questo  motivo  il 
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Professionista/Società  possa  accampare  danni  od  oneri  a qualsiasi  titolo.  Spetterà  in  ogni  easo  al 
Professionista/Soeietà  quanto  indieato  eome  eompenso  per  i lavori  e rilievi  svolti. 

Articolo  5 

Compenso  professionale,  compensi  accessori  e rimborsi  spese 

Per  tutte  le  prestazioni  professionali  riehieste  dalla  Direzione  regionale  Risorse  Idriehe  e Difesa  del 
Suolo  ed  indieate  nel  presente  Diseiplinare,  è stato  eoneordato  il  eompenso  per  eomplessive  € 

(dieonsi  euro  ) al  netto  dell’ IVA  ed  inelusi  gli  oneri  di  previdenza,  per 

prestazioni  professionali  che  il  Professionista/Soeietà  aeeetta  senza  riserve. 

Il  eompenso  eomplessivo  eoneordato,  eomprensivo  delle  spese,  è stato  desunto  sulla  base  di  una 
analitiea  valutazione  professionale  e rimane  fisso  ed  invariabile. 

Tutti  i eompensi  aeeessori  relativi  alla  eompilazione  degli  elaborati  oggetto  della  eonsulenza,  il 
tempo  traseorso  fuori  uffieio  dal  Professionista/Soeietà  e dal  Personale  d’aiuto,  sono  rimborsati 
forfetariamente,  nell’ambito  del  eompenso  stabilito. 

Articolo  6 
Pagamenti 

Sulla  base  del  eompenso,  eome  determinato  nel  preeedente  artieolo,  si  provvederà  in  uniea 

soluzione  al  pagamento  al  Professionista/Soeietà  per  l’importo  di  € (euro  ) 

appena  eoneluse  le  attività  oggetto  delTinearieo. 

I titoli  di  spesa  per  i suddetti  pagamenti,  saranno  emessi  in  favore  del  Ing./Soeietà - eon 

aeereditamento  sul  eonto  eorrente  baneario  di  seguito  indieato:  eodiee  IBAN  IT 

Gli  avvisi  di  avvenuta  emissione  dei  titoli  di  spesa  medesimi 

saranno  inviati  al  reeapito  postale  del  Professionista  in - 

La  persona  o le  persone  autorizzate  ad  operare  sul  eitato  eonto  sono: 

(C.F ).  È faeoltà  dell’Impresa  sostituire  la/e  persona/e 

indieata/e,  ma  tale  sostituzione  non  ha  effieaeia  nei  rapporti  eon  l’Amministrazione  fintanto  ohe  non 
sia  stata  ad  essa  formalmente  oomunioata. 

Articolo  7 

Traccìabilita’  dei  flussi  finanziari 

Ai  fini  della  traooiabilità  dei  flussi  finanziari,  disposta  dalTart.  3 della  Legge  13  agosto  2010  n.l36, 
il  Professionista/Soeietà  si  impegna  a registrare  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  al  presente 
oontratto,  sia  in  entrata  che  in  uscita,  sul  conto  corrente  indieato  alTart.6  fermo  restando  le 
ecoezioni  di  cui  al  comma  3 del  citato  art.  3. 
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A tale  scopo  tutti  i pagamenti  effettuati  dall’impresa  a fornitori,  subappaltatori  o altro  subcontraente 
dovranno  recare  nell’oggetto  il  codice  di  identificazione  (CIG)  ed  essere  eseguiti  mediante  bonifico 
bancario,  postale  o mediante  altri  mezzi  di  pagamento  purché  idonei  ad  assicurare  la  piena 
tracciabilità  della  transazione  finanziaria. 


Articolo  8 

Obbligo  di  certificazione  della  spesa-Clausola  risolutiva 

Qualora  il  Professionista/Società  esegua  transazioni  riferite  al  presente  contratto,  utilizzando  sistemi 
diversi  dal  bonifico  bancario  o postale  o mediante  altri  mezzi  di  pagamento  purché  idonei  ad 
assicurare  la  piena  tracciabilità  della  transazione  finanziaria,  ciò  configurerà  l’ipotesi  di  grave 
inadempimento  e pertanto,  la  Direzione  regionale  Risorse  Idriche  e Difesa  del  suolo  procederà  alla 
risoluzione  del  contratto. 

Articolo  9 

Proprietà  degli  elaborati 

Gli  elaborati  resteranno  di  proprietà  piena  ed  assoluta  della  Direzione  regionale  Risorse  Idriche  e 
Difesa  del  suolo  la  quale  potrà,  a suo  insindacabile  giudizio,  stabilire  le  modalità  ed  i tempi  di 
utilizzo,  inoltre  potrà  anche  introdurvi,  nel  modo  e con  i mezzi  che  riterrà  più  opportuni,  tutte  quelle 
varianti  ed  aggiunte  che,  a suo  insindacabile  giudizio,  saranno  riconosciute  necessarie,  senza  che  da 
parte  del  Professionista/Società  possano  essere  sollevate  eccezioni  di  sorte. 

Articolo  10 
Oneri  e responsabilità 

Si  intendono  assunti  dal  Professionista/Società  tutti  gli  oneri  e responsabilità  connessi  al  completo 
espletamento  della  prestazione  di  cui  trattasi  con  le  modalità  e nei  tempi  prescritti.  Ciò  in  quanto  tali 
oneri  e responsabilità  si  intendono  compensati  nel  prezzo  stabilito  in  sede  di  stipula  del  presente 
atto. 

Più  in  particolare,  a tale  riguardo  si  richiama  espressamente  che: 

- l’osservanza  delle  prescrizioni  del  presente  Disciplinare  e l’ingerenza  della  Direzione  regionale 
Risorse  Idriche  e Difesa  del  Suolo  nella  consulenza  non  esime  la  piena  responsabilità  del 
Professionista/Società  in  merito  alla  attendibilità  delle  misure  ed  ai  contenuti  degli  elaborati.  Deve 
intendersi  rientrante  fra  gli  oneri  e responsabilità  del  Professionista/Società  tutto  quanto  necessario 
al  corretto  espletamento  deU’incarico,  compresi:  tutti  gli  oneri  di  cancelleria,  tutti  gli  oneri  della 
comunicazione,  precisato  che,  attesa  la  natura  deU’incarico,  dovranno  essere  adottati  tutti  i mezzi 
più  tempestivi,  tutti  gli  oneri  di  trasporto,  attrezzature  e strumenti,  materiali  di  consumo  e 
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quant’ altro  necessario  in  funzione  al  tipo  e numero  degli  accertamenti,  prove,  verifiche  per 
l’espletamento  deirincarico,  tutti  gli  oneri  assicurativi  e fiscali  attinenti  agli  oggetti  di  cui  ai 
precedenti  punti. 

Articolo  11 
Subappalto 

Il  Professionista/Società  non  potrà  avvalersi  del  subappalto,  ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs 
n.50/2016. 

Nel  caso  di  subappalto,  ove  consentito,  nel  relativo  contratto  dovrà  essere  inserita,  a pena  di  nullità, 
un’apposita  clausola  con  la  quale  il  Professionista/Società  e il  subappaltatore/i  assumono  gli 
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  di  cui  all’art.  3 della  Legge  13  agosto  2010  n.l36. 

Articolo  12 
Controversie 

Per  qualsiasi  controversia  le  parti  potranno  accedere  alla  procedura  di  cui  all’art.  all’art.  208  del 
D.Lgs  50/2016.  In  caso  di  mancato  accordo  tra  le  stesse  sarà  competente,  in  via  esclusiva,  il  Foro  di 
Roma. 


Articolo  13 

Incompatibilità  Lavorativa  o Professionale 

Ai  sensi  dell’ art. 5 3 comma  16  ter  del  Decreto  Legislativo  n.  165/2001  e ss.mm.il,  il  Professionista, 
sottoscrivendo  il  presente  contratto,  attesta  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o 
autonomo  e comunque  di  non  aver  conferito  incarichi  ad  ex  dipendenti  della  Regione  Lazio  che 
hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o negoziali  per  conto  della  pubblica  amministrazione  nei  propri 
confronti  per  il  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto. 

Letto,  approvato  e sottoscritto. 

Roma, 

IL  PROFESSIONISTA/SOCIETA’  lE  DIRETTORE 


Il  presente  atto  viene  regolarizzato,  ai  fini  dell’imposta  di  bollo,  attraverso  l’apposizione  di  n.  02 
marche  da  bollo  da  € 16,00  ciascuna,  che  vengono  apposte  sulla  copia  cartacea  del  presente 
contratto,  conservata  agli  atti  della  Direzione. 
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- REGIONE  EAZIO  - 

DIREZIONE  REGIONAEE  RISORSE  IDRICHE  E DIEESA  DEL  SUOLO 

Con  sede  in  Roma 
C.E.  80I4349058I 

SCHEMA  DISCIPLINARE  DI  INCARICO 

Oggetto:  Incarico  professionale  per (CIG ) 

PREMESSO  CHE  con  determinazione  n del  è stato  approvato  il  progetto  esecutivo  n 

del  relativo  ai  lavori  di  e disposto  l’impegno  per  la 

somma  complessiva  di  € sul  capitolo del  bilancio  della  Regione  Lazio  per  l’anno 


CHE  allo  scopo  di  procedere  alla  esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  si  è evidenziata  la  necessità  di 
nominare  un  tecnico  cui  affidare  l’ incarico  di 

CHE  si  è ritenuto  opportuno  affidare  l’incarico  a soggetto  esterno  all’Amministrazione  di  tali 
servizi  di  supporto  tecnico-amministrativo  alla  esecuzione  stessa,  tenuto  conto  della  situazione  di 
urgenza  determinatasi,  nonché  della  particolarità  degli  interventi  necessari  e dei  relativi  tempi  di 
svolgimento. 

ACCERTATA  l’entità  del  compenso  inferiore  a € 40.000,00  come  previsto  dalTart.  36  comma  2 
lett.  a)  del  d.Lgs  50/2016  che  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  di 
lavori,  servizi  e forniture  per  importi  inferiori  a € 40.000,00,  mediante  affidamento  diretto, 
adeguatamente  motivato. 

VISTA  la  lettera  di  incarico  prot.  n del  con  la  quale  viene  proposto  all ’Ing.  ./società 

l’incarico  di 

VISTA  la  nota  prot.  n.  del  con  cui  il  professionista  manifesta  di  accettare 

l’incarico  di 

VISTA  la  determinazione  n del che  approva  l’affidamento  delTincarico 

alTIng. ./società e lo  schema  di  disciplinare  d’incarico; 

TUTTO  CIO’  PREMESSO 

Il  sottoscritto  Ing.  Mauro  Lasagna  in  qualità  di  Direttore  della  Direzione  regionale  Risorse  Idriche  e 
Difesa  del  Suolo,  affida  l’incarico  professionale  di  all’ Ing. ./società 
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, nato  a il  (Cod.Fisc.  ) 

iscritto  al  Collegio  dei  con  n...,  con  studio  in  Via 

e si  concorda  e conviene  eon  lo  stesso  quanto  segue: 

Articolo  1 

Oggetto  deU’incarico 

La  Direzione  regionale  Risorse  Idriehe  e Difesa  del  Suolo  affida  al  Professionista/Società,  ohe 

aocetta,  rinoarico  di , come  di 

seguito  desoritto. 

Il  Professionista  dovrà  eseguire 

Articolo  2 

Tempi  relativi  alla  consulenza 

Il  Professionista/Società  dovrà  eseguire  le  attività  di  cui  all’art.  1 nel  termine  di  n..  ..  giorni  naturali 
e consecutivi,  decorrenti  dalla  data  di  oomunioazione  dell’inizio  attività  da  parte  del  Direttore 
dell’esecuzione  del  oontratto  / Direttore  dei  lavori,  ai  sensi  del  oombinato  disposto  di  cui  agli  artt. 
302  e 303  del  D.P.R.  05/10/2011  n.207. 

Articolo  3 
Penali 

Qualora  II  Professionista/Società  non  esegua  tempestivamente  il  servizio  affidato  in  eonformità  a 
quanto  previsto  dalla  Legge  e in  relazione  ai  tempi  e con  le  modalità  contenute  negli  atti  progettuali 
e di  gara,  per  ogni  giorno  di  ritardo  sarà  applicata  una  penalità  dell’  0,5%o  (zero  virgola  einque  per 
mille),  sull’importo  netto  di  aggiudicazione,  fino  alla  coneorrenza  massima  del  10%  (dieci  per 
eento)  dell’importo  del  eontratto. 

Saranno  comunque  a carico  del  Professionista/Soeietà  i maggiori  oneri  derivanti  alla  Direzione 
procurati  dal  ritardo  sopra  citato. 

Articolo  4 

Sospensione  della  consulenza 

La  Direzione  regionale  Risorse  Idriche  e Difesa  del  Suolo  in  qualunque  momento  della  durata  della 
eonsulenza  può  interrompere  la  prestazione  professionale  senza  che  per  questo  motivo  il 
Professionista/Soeietà  possa  accampare  danni  od  oneri  a qualsiasi  titolo.  Spetterà  in  ogni  caso  al 
Professionista/Società  quanto  indicato  come  compenso  per  i lavori  e rilievi  svolti. 

Articolo  5 

Compenso  professionale,  compensi  accessori  e rimborsi  spese 

Per  tutte  le  prestazioni  professionali  riehieste  dalla  Direzione  regionale  Risorse  Idriche  e Difesa  del 
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Suolo  ed  indicate  nel  presente  Disciplinare,  è stato  concordato  il  compenso  per  complessive  € 

(diconsi  euro  ) al  netto  dell’ IVA  ed  inclusi  gli  oneri  di  previdenza,  per 

prestazioni  professionali  che  il  Professionista/Società  accetta  senza  riserve. 

Il  compenso  complessivo  concordato,  comprensivo  delle  spese,  è stato  desunto  sulla  base  di  una 
analitica  valutazione  professionale  e rimane  fisso  ed  invariabile. 

Tutti  i compensi  accessori  relativi  alla  compilazione  degli  elaborati  oggetto  della  consulenza,  il 
tempo  trascorso  fuori  ufficio  dal  Professionista/Società  e dal  Personale  d’aiuto,  sono  rimborsati 
forfetariamente,  nell’ambito  del  compenso  stabilito. 

Articolo  6 
Pagamenti 

Sulla  base  del  compenso,  come  determinato  nel  precedente  articolo,  si  provvederà  in  unica 

soluzione  al  pagamento  al  Professionista/Società  per  l’importo  di  € (euro  ) 

appena  concluse  le  attività  oggetto  dell’ incarico. 

I titoli  di  spesa  per  i suddetti  pagamenti,  saranno  emessi  in  favore  del  Ing./Società - con 

accreditamento  sul  conto  corrente  bancario  di  seguito  indicato:  codice  IBAN  IT  

Gli  avvisi  di  avvenuta  emissione  dei  titoli  di  spesa  medesimi  saranno  inviati  al  recapito  postale  del 
Professionista  in - 

La  persona  o le  persone  autorizzate  ad  operare  sul  citato  conto  sono: 

(C.F ).  È facoltà  dell’Impresa  sostituire  la/e  persona/e 

indicata/e,  ma  tale  sostituzione  non  ha  efficacia  nei  rapporti  con  TAmministrazione  fintanto  che  non 
sia  stata  ad  essa  formalmente  comunicata. 

Articolo  7 

Traccìabilita’  dei  flussi  finanziari 

Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  disposta  dalTart.  3 della  Legge  13  agosto  2010  n.l36, 
il  Professionista/Società  si  impegna  a registrare  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  al  presente 
contratto,  sia  in  entrata  che  in  uscita,  sul  conto  corrente  indicato  alTart.6  fermo  restando  le 
eccezioni  di  cui  al  comma  3 del  citato  art.  3. 

A tale  scopo  tutti  i pagamenti  effettuati  dall’impresa  a fornitori,  subappaltatori  o altro  subcontraente 
dovranno  recare  nelToggetto  il  codice  di  identificazione  (CIG)  ed  essere  eseguiti  mediante  bonifico 
bancario,  postale  o mediante  altri  mezzi  di  pagamento  purché  idonei  ad  assicurare  la  piena 
tracciabilità  della  transazione  finanziaria. 


Articolo  8 

Obbligo  di  certificazione  della  spesa-Clausola  risolutiva 


17/11/2016  - BOLLETTINO  UFFICIALE  DELLA  REGIONE  LAZIO  - N.  92  - Supplemento  n.  1 


Qualora  il  Professionista/Società  esegua  transazioni  riferite  al  presente  eontratto,  utilizzando  sistemi 
diversi  dal  bonifieo  baneario  o postale  o mediante  altri  mezzi  di  pagamento  purehè  idonei  ad 
assiemare  la  piena  traeeiabilità  della  transazione  finanziaria,  eiò  eonfigurerà  l’ipotesi  di  grave 
inadempimento  e pertanto,  la  Direzione  regionale  Risorse  Idriehe  e Difesa  del  suolo  proeederà  alla 
risoluzione  del  eontratto. 

Articolo  9 

Proprietà  degli  elaborati 

Gli  elaborati  resteranno  di  proprietà  piena  ed  assoluta  della  Direzione  regionale  Risorse  Idriehe  e 
Difesa  del  suolo  la  quale  potrà,  a suo  insindaeabile  giudizio,  stabilire  le  modalità  ed  i tempi  di 
utilizzo,  inoltre  potrà  anehe  introdurvi,  nel  modo  e eon  i mezzi  ehe  riterrà  più  opportuni,  tutte 
quelle  varianti  ed  aggiunte  ehe,  a suo  insindaeabile  giudizio,  saranno  rieonoseiute  neeessarie,  senza 
ehe  da  parte  del  Professionista/Soeietà  possano  essere  sollevate  eeeezioni  di  sorte. 

Articolo  10 
Oneri  e responsabilità 

Si  intendono  assunti  dal  Professionista/Soeietà  tutti  gli  oneri  e responsabilità  eonnessi  al  eompleto 
espletamento  della  prestazione  di  eui  trattasi  eon  le  modalità  e nei  tempi  preseritti.  Ciò  in  quanto  tali 
oneri  e responsabilità  si  intendono  eompensati  nel  prezzo  stabilito  in  sede  di  stipula  del  presente 
atto. 

Più  in  partieolare,  a tale  riguardo  si  riehiama  espressamente  ehe; 

- l’osservanza  delle  preserizioni  del  presente  Diseiplinare  e l’ingerenza  della  Direzione  regionale 
Risorse  Idriehe  e Difesa  del  Suolo  nella  eonsulenza  non  esime  la  piena  responsabilità  del 
Professionista/Soeietà  in  merito  alla  attendibilità  delle  misure  ed  ai  eontenuti  degli  elaborati.  Deve 
intendersi  rientrante  fra  gli  oneri  e responsabilità  del  Professionista/Soeietà  tutto  quanto  neeessario 
al  eorretto  espletamento  dell’inearioo,  eompresi:  tutti  gli  oneri  di  eaneelleria,  tutti  gli  oneri  della 
eomunieazione,  preeisato  ehe,  attesa  la  natura  dell’inearieo,  dovranno  essere  adottati  tutti  i mezzi 
più  tempestivi,  tutti  gli  oneri  di  trasporto,  attrezzature  e strumenti,  materiali  di  eonsumo  e 
quant’ altro  neeessario  in  funzione  al  tipo  e numero  degli  aeeertamenti,  prove,  verifiehe  per 
l’espletamento  dell’inoarieo,  tutti  gli  oneri  assiemativi  e fiseali  attinenti  agli  oggetti  di  eui  ai 
preeedenti  punti. 

Articolo  11 
Subappalto 

Il  Professionista/Soeietà  non  potrà  avvalersi  del  subappalto,  ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs 
n.50/2016. 

Nel  caso  di  subappalto,  ove  consentito,  nel  relativo  contratto  dovrà  essere  inserita,  a pena  di  nullità. 
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un’apposita  clausola  con  la  quale  il  Professionista/Società  e il  subappaltatore/i  assumono  gli 
obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  flnanziari,  di  eui  all’art.  3 della  Legge  13  agosto  2010  n.l36, 

Articolo  12 
Controversie 

Per  qualsiasi  eontroversia  le  parti  potranno  aeeedere  alla  proeedura  di  eui  afl’art.  208  del  D.Lgs 
50/2016.  In  easo  di  maneato  aeeordo  tra  le  stesse  sarà  eompetente,  in  via  eselusiva,  il  Foro  di  Roma. 

Articolo  13 

Incompatibilità  Lavorativa  o Professionale 

Ai  sensi  dell’ art. 5 3 eomma  16  ter  del  Deereto  Legislativo  n.  165/2001  e ss.mm.ii,  il  Professionista, 
sottoserivendo  il  presente  eontratto,  attesta  di  non  aver  eoneluso  eontratti  di  lavoro  subordinato  o 
autonomo  e eomunque  di  non  aver  eonferito  ineariehi  ad  ex  dipendenti  della  Regione  Lazio  ohe 
hanno  eseroitato  poteri  autoritativi  o negoziali  per  oonto  della  pubblioa  amministrazione  nei  propri 
oonfronti  per  il  triennio  suooessivo  alla  oessazione  del  rapporto. 

Letto,  approvato  e sottosoritto. 

Roma, 

IL  PROFESSIONISTA/SOCIETA’  lE  DIRETTORE 


Il  presente  atto  viene  regolarizzato,  ai  Ani  dell’imposta  di  bollo,  attraverso  l’apposizione  di  n.  2 
marohe  da  bollo  da  € 16,00  eiaseuna,  ohe  vengono  apposte  sulla  oopia  oartaoea  del  presente 
eontratto,  oonservata  agli  atti  della  Direzione. 


